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N° 84 del 03-04-2012 del Registro del Servizio 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE è necessario ed urgente per la sicurezza dei cittadini effettuare gli interventi di manutenzione 
dell' illuminazione pubblica; 

VISTO il progetto delle opere di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica redatto ai sensi dell'art. 
105 del D.P.R. 207/2011 dall'ufficio tecnico comunale, per un importo complessivo di € 43.5000,00 di cui 
38.000,00 a base d'asta e 1.000,00 per oneri di sicurezza; 

VISTA la Determinazione n. 431 del 21.11.2011 con la quale è stata indetta la gara informale per l'affidamento 
in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, dei lavori di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, previo esperimento con le modalità della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell' art. 57, comma 6 del D. Lgs. 12-04- 
2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) da esperire secondo il criterio del prezzo più basso; 

DATO ATTO che, a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara in data 16-01-2012 è risultata 
aggiudicataria provvisoria dei lavori in oggetto la Ditta: Pinna Maurizio - Maracalagonis (CA), con il ribasso 
del 28,12 %, rispetto all'importo posto a base di gara pari a Euro 38.000,00, dichiara la Ditta stessa 
aggiudicataria in via provvisoria, mentre seconda classificata, col ribasso del 7,5% è risultata la Ditta Asuni 
Giancarlo - Burcei (CA); 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 75 del 03.01.2012 la ditta Pinna Maurizio ha rinunciato a eseguire i 
lavori, e che pertanto con verbale integrativo in stessa data gli stessi sono stati aggiudicati provvisoriamente alla 
ditta seconda classificata, Asuni Giancarlo - Burcei; 

VISTO il Verbale di Aggiudicazione redatto dalla Commissione di Gara il 16.011.2011, e l'integrazione del 
03.01.2012, i quali vengono entrambi allegati alla presente determinazione sotto la lettera "A", da cui risulta 
che l' aggiudicataria provvisoria è la ditta: Asuni Giancarlo, Via Monte Serpeddì - Burcei (CA), P.IVA 
02266960927 avendo presentato il ribasso del 7,50% rispetto all'importo posto a base di gara pari a Euro 
38.000,00, ovvero per il prezzo netto di Euro 35.150,00 , oltre Euro 1.000,00 per oneri attuazione piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e pertanto per il prezzo netto contrattuale complessivo pari a Euro 
36.150,00, oltre l'IVA al 10%; 

VISTO lo schema di Contratto d'Appalto predisposto dall'Ufficio competente nel rispetto D.P.R. n. 207/2010 e 
delle ulteriori norme vigenti, allegato in copia sotto la lettera "B" alla presente determinazione; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento di gara ; 

Rilevata la necessità di provvedere URGENTEMENTE all'esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 necessita assumere la presente 
determinazione al fine di procedere all'affidamento dei lavori pubblici in oggetto; 

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati; 

ATTESO che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini dell'assunzione 
dell'Impegno di spesa sul competente Capitolo di Bilancio , ai sensi degli artt. 191 e 192 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione 
del contraente; 



VISTI: 



• gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e 
responsabilità dei responsabili dei servizi e le modalità di conferimento; 

• gli artt. 183 e 151 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il Decreto del Sindaco n.27 del 30.12.201 1 di attribuzione della responsabilità del servizio Tecnico all' 
Ing. Davide Casu; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

Di approvare il Verbale di aggiudicazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA" e il relativo verbale integrativo, i quali sono allegati in copia alla 
presente Determinazione sotto la lettera "A", redatti ed approvati dalla Commissione di gara rispettivamente in 
data 16.11.2011 e 03.01.2012; 

Di aggiudicare, definitivamente, l'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta: Asuni Giancarlo, Via Monte 
Serpeddì - Burcei (CA), P.IVA 02266960927, per il prezzo contrattuale complessivo di € 36.150,00 
(di cui 35.150,00 per lavori e 1.000,00 per oneri di sicurezza), oltre € 3.615,00 per IVA al 10%, per un 
totale ivato di €39.765,00; 

Di approvare lo schema di Contratto per l'appalto dei lavori in oggetto, il quale viene allegato in copia alla 
presente sotto la lettera "B", da stipulare con la Ditta di cui sopra, dando atto che lo stesso verrà stipulato alla 
presenza del Responsabile del Servizio interessato per conto dell'Amministrazione comunale; 

Di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione della gara e dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione 
201 1 si reimpegnano le somme modificando e adeguando il quadro economico di progetto per i complessivi 
Euro 43.500,00 sul capitolo 28233.1/201 1 "Lavori di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica", 
come di seguito descritto: 

Spese per lavori: 

Euro 39.765,00 relativi al prezzo contrattuale di aggiudicazione, (di cui 36.150,00 netti e 3.615,00 per IVA al 
10%), favore della Ditta: Asuni Giancarlo, Via Monte Serpeddì - Burcei (CA), P.IVA 02266960927, a valere 
sul Cap. 28233.1/2011 Imp. STED 431.00/2011; 

Euro 3.135,00 relativi al ribasso d'asta a seguito aggiudicazione lavori, a valere sul Cap. 28233.1/2011 - Imp. 
STED 431.00/2011; 

Per somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti si richiama l'impegno: 
Euro 600,00 a valere sul Cap. 28233.1/2011 Imp. STED/43 1.01/2011 

Di dare atto che, prima della stipula del Contratto d'Appalto, si procederà alla trasmissione degli avvisi sui 
risultati di gara, ai sensi dell'art. 65, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché alla pubblicazione dell'elenco 
delle imprese partecipanti alla gara e dell'impresa risultata vincitrice individuata con la presente determinazione, 
indicando inoltre il sistema di aggiudicazione adottato, ai sensi dell'art. 79, commi 1, 2 e 5 del D. Lgs. 12-04- 
2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici), ed ai sensi dell'art. 110, del D.P.R. 05-10-2010, n. 207 
(Regolamento Generale Appalti); 

Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii; 

Di dare atto inoltre che ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità interno all'ente 
per le spese relative al presente intervento si rispetteranno le previsioni di spesa relative all'anno 2012. 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario, per l'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 



DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

■ è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a 
cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario; 

■ va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico Sociale; 

■ viene trasmessa copia della presente determinazione all'Albo Pretorio on Line per la pubblicazione. 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell'Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 27 comma 3 del 
Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Si allegano alla presente: 

n. 1 copia del Verbale di Aggiudicazione e verbale integrativo; 
n. 1 copia dello Schema di Contratto per l'Appalto dei lavori. 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Rossana Porcu II Responsabile del Servizio 

Ing. Davide Casu 



VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, 
Visto l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000; 

Verificata, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la 
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa, con i 
relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di 
stabilità; 

ATTESTA 
La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa di €.43.500; 
La registrazione dell'impegno come segue 
Cap. 28233.1/2011 impegno n. STED/43 1.00.2011 €. 3.135,00 
Cap. 28233.1/2011 impegno n. STED/43 1.01.201 1 €. 600,00 
Cap. 28233.1/2011 impegno n. STED/43 1.02.20 11 €. 39.765,00 
Maracalagonis, lì 06/04/2012 
Il Responsabile del Procedimento 
F.to Carla Mallus 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
F.to Daniela Ballicu 



Vista la nota n. 5534/1 del 04/04/2012, con la quale si segnala la gravità della situazione in cui versano gli 
impianti di illum. pubblica e l'urgenza della manutenzione, si procede a dare parere favorevole al fine di 
garantire la sicurezza e la pubblica incolumità ai cittadini e si richiede di includere tali lavori nei flussi di cassa 
di imminente approvazione 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
F.to Daniela Ballicu 



